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Ontwerp projectplan Waterwet en Ontwerp besluit tot aanpassen van de 
legger van het project "Herinrichten Caumerbeek Aambos" 

Ontwerp projectplan en besluit tot aanpassen van de legger ten behoeve van "Herinrichten Caumerbeek 
Aambos" 


Waterschap Roer en Overmaas heeft een ontwerp projectplan, met bijbehorend besluit tot aanpassen 
van de legger, opgesteld voor het project "Herinrichting Caumerbeek AambosV Dit project ligt in de 
gemeente Heerlen. 


Strekking 


Voor de geprojecteerde maatregelen inzake de herinrichting van de Caumerbeek is het ontwerp project¬ 
plan "Herinrichting Caumerbeek Aambos" opgesteld. In dit projectplan zijn de achtergronden en con¬ 
sequenties van het plan beschreven. 

Het project herinrichting Caumerbeek Aambos omvat een aantal grotere en kleinere aanpassingen in 
de bovenloop van de Caumerbeek. Het betreft het gebied "Caumerbeek Aambos" gelegen nabij het 
brongebied globaal vanaf de Kokerstraat tot aan de Gasthuisstaat. Het deel tussen de Oliemolenstraat 
en de overkluizing ter hoogte van de Putgraaf (Gasthuisstraat) wordt natuurlijk ingericht. Een van de 
doelstellingen van het project is het creëren van een robuust watersysteem waarbij de leegloop van 
de aanwezige buffers wordt losgekoppeld van het gemeentelijk rioolsysteem waardoor schoon en vuil 
water worden gescheiden. 

Tevens worden in dit kader van het project gerelateerde werkzaamheden voor de gemeente Heerlen 
uitgevoerd. Het gaat hierbij om werkzaamheden die een directe relatie hebben met de werkzaamheden 
welke door het waterschap worden uitgevoerd (vergroten vijver en aanleggen vlonder). 

De specifieke plankaarten met bijbehorende gegevens per bufferlocatie kunnen worden ingezien bij 
Waterschap Roer en Overmaas, afdeling Projecten en Waterkeringen, telefoon 046-4205700. 


Terinzagelegging 


Het door het bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas op 8 december 2015 in ontwerp vastge¬ 
stelde projectplan Waterwet en ontwerpbesluit tot aanpassen van de legger van het project "Herinrichten 
Caumerbeek Aambos" ligt met ingang van 14 december 2015 tot en met 25 januari 2016 tussen 09.00 
uur en 16.00 uur gedurende zes weken ter inzage in het waterschapshuis, Parklaan 10 te Sittard. Het is 
aan te bevelen een afspraak te maken indien u de plannen wenst te komen inzien. 


Inspraak 


Iedere belanghebbende heeft de mogelijkheid gedurende de termijn van terinzagelegging op het ontwerp 
projectplan en het ontwerpbesluit tot aanpassen van de legger te reageren. Schriftelijke zienswijzen 
dient u te richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 185, 6130 AD 
Sittard. Voor een mondelinge zienswijze of meer informatie dient u contact op te nemen met de afdeling 
Projecten en Waterkeringen, telefoon 046-4205700. 
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